कृषि उत्पन्न बाजार समिती, बारामती, जिल्हा पुणे 
येथे रेशीम कोष खरेदी-विक्री बाजारपेठ व कोषोत्तर 
प्रक्रिया पथदर्शक तथा प्रशिक्षण केंद्र इत्यादी सोई 
सुविधा उभारण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः केपुयो-२०२१/प्र.क्र.३०/रेशीम कक्ष 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : २१ एप्रिल, २०२२. 


१) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.धोरण-२०१७/प्र.क्र.६/टेक्स-५, 
दि.१५ फेब्रुवारी, २०१८. 


2) शासन निर्णय , सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. प्रावियो-१०१८/प्र.क्र.४५/रेशीम कक्ष, 
दि.३ मे, २०१८. 


3) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम (भाग-२), 
दि.२० सप्टेंबर, २०१९. 
४) झासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६२/कोषा प्रशा-५, दि. ४ मे, २०२०. 


५) संचालक (रेशीम), रेशीम संचालक, नागपूर यांचे पत्र क्र.रेशीम/कार्या-८/बारामती मार्केट व 
प्रशिक्षण केंद्र/सुविधा उभा/२०-२१/३०१, दि.२६ फेब्रुवारी, २०२१. 


प्रस्तावना :- 


राज्यातील शेतकऱ्यांनी उत्पादीत केलेल्या तुती रेशीम कोषांना बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी 
तसेच, कोषोत्तर प्रक्रियेला चाळना मिळावी म्हणून कृषि उत्पन्न बाजार समिती, बारामती, जिल्हा पुणे 
येथील १.०० एकर जागेवर रेशीम कोष खरेदी-विक्री बाजारपेठ व कोषोत्तर प्रक्रिया पथदर्शक तथा 
प्रशिक्षण केंद्र इत्यादी पायाभूत सुविधा उभारणी करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव संचाळक (रेशीम) यांनी 
संदर्भाधीन दि.२६ फेब्रुवारी, २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये सादर केला आहे. या प्रकल्पांतर्गत रेशीम कोष 
खरेदी-विक्री बाजारपेठसह रिलींग, टद्विस्टींग, डाईंग, रेशीम कापड निर्मिती, वेस्टेज कोष तसेच, 
प्युपापासून मूल्यवर्धीत उद्योगाचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. सदर प्रकल्पासाठी इमारत बांधकाम व 
अनुषंगिक सोईसुविधा उभारण्यासाठी ₹९५६.६२ लक्ष इतक्या खर्चाचे ढोबळ अंदाजपत्रक सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, पुणे यांचेकडून प्राप्त झाळे आहे. तसेच, या प्रकल्पाकरिता मशिनरी व साहित्यासाठी 
केंद्रीय रेशीम मंडळाच्या युनिट कॉस्टनुसार व प्रचलित बाजारपेठेतील दरानुसार ₹१८०.५० लक्ष 
इतका अंदाजे खर्च अपेक्षित आहे. सद्य:स्थितीत इमारतीच्या बांधकामासाठी आवश्‍यक खर्चास मान्यता 


शासन निर्णय क्रमांकः केपुयो-२०२१/प्र.क्र.३०/रेशीम कक्ष 


देण्यात यावी आणि इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर आवश्‍यकतेनुसार आधुनिक मशिनरी, साहित्य 
व अद्ययावत तांत्रिक बाबी विचारात घेऊन मशिनरी व साहित्य खरेदीसाठी स्वतंत्र मागणी करण्यात 
येईल, असे संचालक (रेशीम) यांनी कळविले आहे. 


२. सदर प्रकल्पासाठी इमारत बांधकाम व अनुषंगिक सोईसुविधा उभारण्यासाठी ₹९५६.६२ लक्ष 
इतक्या खर्चाचे अंदाजपत्रक सहायक अभियंता, श्रेणी-१, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, बारामती 
यांनी तयार केले असून कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम Gd) विभाग, पुणे-१, अधीक्षक 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे तसेच, संचालक, रेशीम संचालनालय, नागपूर यांनी 
साक्षांकित केले आहेत. सदर अंदाजपत्रकास मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 
पुणे यांनी तांत्रिक सहमती दिली असून प्रशासकीय मान्यतेसाठी शिफारस केली आहे. वित्तीय 
अधिकारात सुधारणा करण्यासंदर्भातील वित्त विभागाचा शासन निर्णय, दि.२०.०९.२०१९ नुसार 
महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ (9), १३४ (2) आणि १३४ (३) मध्ये 
सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार ₹१५ कोटीपेक्षा कमी किंमत असलेल्या कामांच्या ढोबळ 
अंदाजपत्रकास सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या क्षेत्रीय स्तरावरील संबंधित मुख्य अभियंता यांनी 
तांत्रिक मान्यता दिल्यानंतर त्यांचेकडून शिफारशीसह प्राप्त अंदाजपत्रकानुसार प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबतचे अधिकार विभागास आहेत. तथापि, शासन निर्णय, वित्त विभाग, दि.४ मे, २०२० अन्वये 
“सर्व विभागांनी पुढीळ आदेशापर्यंत कोणतेही बांधकाम हाती घेऊ नये (तांत्रिक मान्यता, प्रशासकीय 
मान्यता, निविदा, कार्यारंभ आदेश देऊ नयेत)” असे निर्देश दिले असल्यामुळे उक्त प्रस्तावास मान्यता 
देण्याची विनंती नियोजन व वित्त विभागास करण्यात आली होती. त्यास अनुसरून वित्त विभागाने रेशीम 
उद्योगाळा चालना देण्यासाठी वस्त्रोद्योग धोरणांतर्गत पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आवश्‍यक 
असल्याचे नमूद करुन प्रकल्पाची विस्तृत माहिती घेण्यासाठी मा.उपमुख्यमंत्री यांचे स्तरावर बैठक 
घेवून अंतिम निर्णय देता येईल, असे कळविले होते. त्या अनुषंगाने सदर प्रकल्पाबाबत मा. उपमुख्यमंत्री 
यांचे अध्यक्षतेखाळी दि.१२ मे, २०२१ रोजी बैठक घेऊन सविस्तर चर्चा करण्यात आली. चर्चेअंती 
बारामती जि. पुणे येथे कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात रेशीम कोष खरेदी-विक्री बाजारपेठ व 
कोषोत्तर प्रक्रिया पथदर्शक तथा प्रशिक्षण केंद्र इत्यादी सोई सुविधा उभारण्यासाठी येणाऱ्या ₹९५६.६२ 
लक्ष इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास तत्वत: मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार सदर 
प्रकल्पासाठी येणाऱ्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
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शासन निर्णय :- 


राज्यातील शोतकऱ्यांनी उत्पादीत केलेल्या रेशीम कोषांना बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी तसेच, 


कोषोत्तर प्रक्रिया उद्योगाला चालना मिळावी म्हणून बारामती जि. पुणे येथे कृषि उत्पन्न बाजार 


समितीच्या मुख्य आवारातील १.०० एकर जागेवर रेशीम कोष खरेदी-विक्री बाजारपेठ व कोषोत्तर 


प्रक्रिया पथदर्शक तथा प्रशिक्षण केंद्र इत्यादी सोईसुविधा उभारण्यासाठी येणाऱ्या ₹९५६.६२ लक्ष (रुपये 


नऊ कोटी छपन्न लक्ष बासष्ट हजार फक्त) इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास सोबत जोडलेल्या 
“परिशिष्ट- अ” मधील Recapitulation Sheet प्रमाणे खाळील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून याद्वारे 


तत्वत: 


१) 


8) 


Go 


११ 


१२ 


प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 

प्रत्यक्ष काम सुरु करण्यापूर्वी कृषि उत्पन्न बाजार समितीकडील जागा प्रचलित शासन 
धोरणानुसार प्रथम २९ वर्षाचा करारनामा करुन लिजवर घेण्यात यावी व कराराची मुदत 
संपल्यानंतर प्रचलित नियमाप्रमाणे कराराचे नूतनीकरण करण्यात यावे. 

काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाझा तसेच, विस्तृत नकाशा यास 
वास्तुविशारदांकडून मंजुरी घेऊनच काम सुरु करावे. 

ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदींबाबत काम करतेवेळी त्याचे सविस्तर विस्तृत 
अंदाजपत्रक तयार करुनच काम हाती घ्यावे. 

प्रत्यक्ष काम करतेवेळी शासन निर्णय, पर्यावरण विभाग, क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, 
दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. 

प्रकल्पस्थळी बांधकाम सुरु करण्यापुर्वी स्थानिक संस्थाकडून आव्यक त्या वैधानिक 
परवानग्या घेण्यात याव्यात. 

नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन सदर कामाच्या 
निविदा सूचना प्रसिद्ध करण्यात याव्यात. 

शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र. बीडीजी-२०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, दिनांक 
०७ जुले, २०१७ मधील सूचनांनुसार प्रकल्प उभारणीची कार्यवाही करण्यात यावी. 

स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच विद्युतीकरणबाबतचे तसेच, इतर अनुषंगीक कामाचे योग्य 
नियोजन करुन सदर कामे पूर्ण करावीत. 

इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरिता उपलब्ध करुन द्यावयाच्या विशोष सोयीबाबत शासनाने वेळोवेळी 
दिलेल्या सुचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी. 


) विषयांकित कामाकरिता सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही यादृष्टीने 


विशेष दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 


) फर्निचरच्या बाबी तसेच, मांडणीबाबत उपभोक्ता विभागाच्या वतीने संचालक (रेशीम) यांची 


मान्यता घेतल्यानंतरच निविदा कार्यवाही करावी. 


) रेशीम कोष खरेदी-विक्री बाजारपेठ व कोषोत्तर प्रक्रिया पथदर्शक तथा प्रशिक्षण केंद्र व 


अनुषंगिक सोई सुविधांच्या उभारणीनंतर व्यवस्थापन व त्या अनुषंगाने येणाऱ्या खर्चाची तरतूद 
योग्य त्या योजनेखाली करण्याची जबाबदारी संचालक (रेशीम) यांची राहील. 
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१३) रेशीम कोष खरेदी-विक्री बाजारपेठ व कोषोत्तर प्रक्रिया पथदर्शक तथा प्रशिक्षण केंद्र व 
अनुषंगिक सोई सुविधा उभारण्यासंदर्भातील केंद्रीय रेशीम मंडळ, बंगळूरु यांचेकडील 
मार्गदर्शक सुचनेनुसार संचालक (रेशीम) यांनी कार्यवाही करावी. 

१४ या कामकाजाकरिता उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीचा विनियोग त्याच कामासाठी करण्याची 
तसेच, निधीचे विनियोग प्रमाणपत्र शासनास सादर करण्याची दक्षता संचालक (रेशीम) यांनी 
घ्यावी. 

१५)रेशीम कोष खरेदी-विक्री बाजारपेठ व कोषोत्तर प्रक्रिया पथदर्शक तथा प्रशिक्षण केंद्र व 
अनुषंगीक कामे विहीत मुदतीत पूर्ण करण्याची जबाबदारी संचालक (रेशीम) यांची राहील. 


२. उक्त खर्च हा, “मागणी क्र.व्ही-२, २८५१, ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, १०७, रेशीम उद्योग, (09) 
विविध सहकारी संस्थांना सहाय्य, (०१)(०२) राज्याचे वस्त्रोद्योग धोरण २०१८-२३ अंतर्गत रेशीम विकास 
कार्यक्रमांतर्गत पायाभूत सुविधा निर्माण करणे व अस्तित्वातील सुविधांचे बळकटीकरण (कार्यक्रम) 
(२८५१६५८३), ३३, अर्थसहाय्य” याखाली उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात येईल. 


३. सदर शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दिनांक २० सप्टेंबर, २०१९ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-पाच, महाराष्ट्र 
सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तीका अंतर्गत परिच्छेदांखालील प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय 
अधिकारांमधील परिच्छेद क्र. १३४ मध्ये केलेल्या सुधारणांनुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या 
अधिकारान्वये तसेच, मा. उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील दि.१२ मे, २०२१ रोजीच्या बैठकीत 
दिलेली तत्वत: मान्यता व वित्त विभागाने अनौ.संदर्भ क्र.२०६/२०२१/व्यय-२, दि.२६.०३.२०२१ अन्वये 
दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०४२११४४३४९०६०२ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे हाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार देशा नुसारव नावाने रि 
KISHOR DAULAT ™ ONG RGHOG DAULAT PATIL. G 2IN. 9 


MAHARASHTRA, OU = COOPERATION 
PAT | L MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT 
2022.04.21 14:47:51 +0: 


(कि.दौ.पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४) मा.मंत्री Galen) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) 

) 


मा.राज्यमंत्री (वस्नोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. विरोधीपक्ष नेता, महाराष्ट्र विधान परिषद/विधान सभा, विधानभवन, मुंबई. 
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७ महाराष्ट्र राज्यातील सर्व सन्माननीय संसद सदस्य, 
८) सर्व सन्माननीय सदस्य, महाराष्ट्र विधान सभा/विधान परिषद, विधान भवन, मुंबई. 
९) मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१०) अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११)अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 
१२) प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३) सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
१५)महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
१६) वरिष्ठ उप महाळेखापाल (पडताळणी), बाह्य लेखापरिक्षा विभाग (नागरी), मुंबई. 
१७ पणन संचालक, पणन संचालनालय, पुणे. 
१८)संचालक (रेशीम), रेशीम संचालनालय, नागपूर. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


१९) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. 

२०) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (पूर्वी विभाग, पुणे. 

२१) सहायक संचालक, प्रादेशिक रेशीम कार्यालय, पुणे. 

२२) रेशीम विकास अधिकारी, श्रेणी-१, जिल्हा रेशीम कार्यालय, पुणे. 
23) सचिव, बारामती कृषि उत्पन्न बाजार समिती, बारामती जि. पुणे 
२४) निवड नस्ती (रेशीम कक्ष). 
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“परिशिष्ट-अ” (Recapitulation Sheet) 
(शा.नि., स.प. व व. विभाग, क्र.केपुयो-२०२१/प्र.क्र.३०/रेशीम कक्ष, दि. 29 एप्रिल, 2022 योबतचे जोडपत्र) 


Particulars of Scope Area Unit Rate Norms Cost (Rs) 
Sr. Sq.M Rs per 
No (Sq.mt/Meter/Lu 
mpsum) 
A) | Essential items (Components) Componentwise Total 
1. | (a) Building proper (Buit up 
area —Sq.m) 
Ground floor- 957.30 957.30 30555.00 Sq.m 2,92,50,301.50 
first floor -957.30 957.30 27720.00 Sq.M 2,65,36,356.00 
Total B.U.A. 1914.60 Total 5,57,86,658.00 
VQCC Charges 1.5% 8,36,799.87 
Royalty 2,78,933.29 
Sub Total (1) 5,69,02,391.16 
(b) Fuel gas Pipeline 5,00,000.00 
(c) Bio Digester 5,00,000.00 
(d) Rain/Roof Water Harvesting 5.00,000.00 
(e) Solar Roof Top (MoU to be 6,00,000.00 
executed) 
Solar water Heater System es 
(f) Ramp for Handicaps = 
(g) Furniture Rs.5000.00 per 1057.77 5000.00 Sq.m. 52,88,850.00 
Sqm 
SubTotal 73,88,850.00 
(b+c+d+e+f+g) 
2 | Water Supply and Sanitary 8% SubTotal (2) 45,52,191.29 
works 
3 Electrification Internal 11% 62,59,263.03 
External 
firefighting arrangement etc. Lumpsum 5,00,000.00 
SubTotal (3) 67,59,263.03 
SubTotal (A)=1+(b to g) +2+3 7,56,02,695.48 
B) | MISCELLANEOUS ITEMS 
1) Compound Wall and gate | अस्तित्वात आहे. 14,000.00 -- 
(Rmt) = 900 
2) Internal Road 350.00 3,000.00 10,50,000.00 
3) Parking 450.00 2,000.00 9,00,000.00 
4) Retaining Wall ---- 
5)Landscaping-Courtyard, 
External, etc 5,00,000.00 
6)Soil Investigations and detail 
Land 1,00,000.00 
(7) CC Drains and CD works, 10,00,000.00 
STP, Septic tank 
SubTotal (B) 35,50,000.00 
SubTotal (A)+(B) 7,91,52,695.48 
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९.) | OPTIONAL ITEMS 
RAY Haig CHM Samp 
R/W Harvesting (Cu.M) Sump 
well 
2) Water Main Storage,pump | Lump Sum 10,00,000.00 
house and bore well 
3) Air Conditioning 2,00,000.00 
4) Lift (2 Nos) बिळात 
5) External Toilet Lump Sum 
Sere uae ras | | 
Pumps, Generator 
Street Light and Garden Light Lump Sum 2,00,000.00 
7) CCTV, Television and | Lump Sum 1,00,000.00 
Telephone Arrangement 
SubTotal (C) 15,00,000.00 
Project Cost (P) =(A)+(B)+(C) 8,06,52,695.48 
D) PROVISIONS 
1) Contingencies 4% on (A) 30,24,108.00 
2) Green Building 5% on (A) Pe 
3) GST 12% on (P) 96,78,324.00 
4) Price Escalation 10%on (P) Pe 
5) Add insurance 0.5% on (P) 4,03,264.00 
6) Architect fee 2% on (P) 16,13,054.00 
7) GST on Architect fee 18% on (6) 2,90,349.72 
SubTotal (D) 1,50,09,099.72 
Total cost of Project (TPC) in Rs.= (A+B+C+D) 9,56,61,795.20 
Say Rs. in Lakhs 956.62 
KISHOR DAULAT (1000 
PATIL es 
(कि.दौ.पाटील) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
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